BORDEREAU 

DES  DÉPENSES 
DES  TRAVAUX  DE  CHERBOURG- 

. ^ W S"  7 


PREMIER  PARTI. 


Détail  d'un  Gône  non  rempli. 

Sommes 

cenféês 

devoir  rentrer. 

Sommes 

perdues. 

Prix 
dé  l’Ouvrage 
effedif 

& qui  a le  plus 
de  folidité. 

Bois  & Fer 

Main  d’œuvre.  • 

........ 

134,^14  // 
^4,586  II  ■ 

Prix  moyen  pour  un 

. r 

lÿÿ.jlOO  U 

•J 

Les  iR,  à ce  prix,  ont  coûté 

Les  3 qui  n’ont  point  été  coulés  ont  été  vendus  environ. 

• • 

4,183,100  n 
30,000  n 

Dipinse  eefective  , mais  perdue.  ..... 

A laquelle  il  faut  ajouter  celle  de  leur  entretien , de 
la  conftrudion  & réparations  des  pontons  cylin- 
driques ou  tonnes  qui  fervoient  à leur  flotaifon.  , 
Autres  main-d’œuvre  de  boulons  & fers  ouvrés  qui 
viennent  fe  préfenter  ici , je  ne  fais  pourquoi , 
dont  on  inftiuira  fans  doute 

.......... 

4,ij3,too  // 

104,177  U 

117,455»  U 

:i. 

0 .-rD  fi  A 

'*  '.-i 

1 

K 

Total.  . , 

......  . 

4,385,174  H 

Emplacemens  , Bâtimeiis  , EtablilTemeas , pour  la 
conftrudion,  & l’immerfion  des  Cônes,  73  ip.l. 

■ '' 

! '1  » 

Suppofcns-  qu’en  vendant  ces  objets,  on  en  retire  la 
moitié  , refte  à porter  en  4épenfe 

3^S,zj9  10 

''  i 

348,15^  i-o 

Total.  . . * 

36g,ip  ,10 

4^7.5 

i 

Sommes 

eenfées 

devoir  rentrer. 


S O M M s s 
perdues. 


Prix 

de  l’Ouvrage 
efFedif 

Sc  qui  a le  plus 
de  folidité. 


De  l'autre  part.  . . ^ ’ 

Défmlh  four  Us  Digurs&U  rmfUPgs  issliCinrs. 

iiuM  u.r!i 

Régie , pour  mémoire  3 . . 

Et  par  les  Entrepreneurs.  . . . i5h^9^ 

Lefquelles,  à 41  la  toile.  ^ — 

373,115  toifes  cubes. 

Dépenfes  accejfoires  ordonnées  & fanes  par 
r Adininijlration. 

, „ 80,771  1. 

raferne  du  Becquet.  . . , 

Conftruaion  d’une  Buanderie  au  Becquet.  3 , 3 ? J 
Réparations  du  logement  de  1 Abbaye 
fervant  au  logement  du  principal  Chet 
de  l’Adminillration.  ^ 


Dont  i en  pure  perte.  , • • * 

pol»  à’“"c<;ion,;e-  le'  ceùes 

p.L»,  av«  d’autant  ptu.  du  j. 

lo:  digna  • Pf'  „L"“a  h£«  i 

P'-  ■* 

%"uoiqTefur  les 

^ A-OUt  1705  3»  P ^ . Y ^ jfi*  oui  Te 

mens,  qu  environ  mou  y )e  ^ 

des'^uvrages’  ffFeaifsT  fimplement 

tiu’iUn  a “«'f’X’H^rdan'rie  lnotnent 

pour  eu  porter  un  ü exhoroitant  , o 

f„t-,o».oti  'f°,”  ti  t'G  It  matclté 

li,.  ttop  fott,  S'  fy  . Lti'iP„,io»  me 

de,  Enttepteneut,  ; mat,  que  Udm 

paffe  cette  petite  remarque  , & }t  vais  Y 
comptée  comme  réel,  le  cube  de  9,3  _ 

r”f  ttC.  qu.d.=  eue-">®m'  “TLtl 

hoîbitant.  K qui  Ote  donne  a po™>  •«  * 

fomme  de 


368,159  10  I 4-755. 435 


Malgré  ma  bonne  Rv  10  fols, 

miner  à lui  paffer  celle  de  1,497.577 
Divers  petits  objets  texécutes  ea  pure  f 


me 


dérer- 


Totaux. 


,a%er«k 

im 


14,863448  » 


115,651  10 


115,631  ÏO. 
795,115 


491,891  II 


16,001  II 


8ii,48x 


j>88,X9I  " |ij. 675.03° 


R,.,UuUnon  pour  ce  cc.ce.e 


Sommes 

perdues.  j 

Prix 
de  l’Ouvrage 

effiéfif 

Sc  qui  a le  plus 
de  folidité. 



15, <57^,030  " 

. J,61S!S,15ï  " 

1 491,891  i> 

61,064  " 


Sommes 
cenfées 

devoir  rentrer. 

F„  Ou.rases  rfeaif» . fufceprible.  de  P=rfe«°"  • 

O En  Cônes  & aunes  » rentrer,  mais  qui 

■ ^^r'-tarpas^core  . doù  êu^  po.^e  en 

dépenfe.  ..•••••■'■' 

T O T A t.  ..•••’•  ' 

Compte  des  objets  étrangers  à la  Rade, 

„,ais  exécutés  fur  les  mêmes  fouds. 

R„at«  a.  Cl.«bontg  à Querqueville.  S d.gne  de  ^ 

gsrrGâar  «»»..  a.»  le 

état.  ‘ ' 

Refte  à porter  en  dépenfe  effedive.  . . ^ . 

Et  à la  colonne  des  femmes  perdues.  . . • • • • • 

Hangard  d’ Artillerie.  ..••••  ..... 

R„T.“an'*Fo.Ta'iu;i.'.V  pavé' 1=' il 

M.  S.-Germain  , par  apperçu.  . . . • • ^ ....  I 50,,ooo 
Hôpital  auxiliaire.  . • ■ * ‘ ‘ ^gj,viron  300,000  1. 

4is  comme  ce  maméce 

on  le  comptera  ici  pour^  1 avaiitaee  de  l’Adminiftra- 
d'opérer  ne  peut  ^l’^enfe  des  femmes 

non,  puifque  pla  d ^mbLias  a rendre  un 

'''r'Vxan  c le  en  déficit  , dont  on  doit  lui 
compte  exact  ne  ^le»  «rai  que  cet  avan- 

ordonner  a'!"»'»"'  '”f‘°  ['* 'IVs'eL  F>v..  à l'art. 

rage  qne  je  ln>  'l“'J’Ebave  qui,  pat  j*  là's'tlv'IJ' 

'“■""Souéel'ie  S”:ir,rpremle; 

oIot?;:fn5-A;r;S,^ 

»n  puis  r' i-ts  ^ 

Et . comme  il  a été  verfé  au  premier  Décembre^  i^^Oj  k^Caiffe  la  ^ ^ ^ 

h femme  totale  de  .•*••••  • jépondre  de  celle  de  - J»359i.2-4« 

L-Aaminifttario„  aoi.  «na.c  compte  on  tepon 

Cette  différence  refulte  . _ ig.  cQBsmencemeat  de  laanee  17  i >■  I ^ 

a°  Des  dépenfes  préparatoires  faites  ü p 

Oéfobre  17  84*' 


à 


1°  Des  d^penfes  faites  depuis  !e  premier  Septembre  1785» , jufqu’au  Décembre 
1790,  déduiftion  faite  néanmoins  de  ceües  faites  pour  les  pierres  verfées  en  rade  , 
dont  le  montant  fe  trouve  compris  dans  la  fomme  de  la  dépenfe  de.  ....  . ir 

3°  Enfin  cette  différence  réfulte  encore  des  imrnenfes  traitemens , honorairss  & gratifications  accor- 
dées à tous  les  membres  de  cette  adminü'batioxi  dorée,  qui,  malgré  fon  état,  étoit  non-feuîement 
inutile  , mais  même  dangereufe  à l’avantage  général , & à îa  bonne  exécution  de  ce:  ouvrage. 

Parallèle  de  la  Dépenfe  du  Port  du  Becqaet , fait  par  t A dminiflr  ation  ^ 
avec  celui  fait  au  Cap  - Lévi , par  les  Enti epreneiirs  des  Travaux. 

Le  Port  du  Becquet  a 150  îoifes  de  longueur,  fur  14  toifes  d«  large. 

Le  Porc  du  Cap-Lévi  a 45  toifes  de  long  , fur  15  de  large, 

C’eft  dans  la  proportion  de  $ ~ a i. 

Le  Port  du  Becquet  a 3,^00  toifes  de  fuperficie. 

Celui  du  Cap-Lévi  en  a 1,055  toifes. 

C'eft  encore  dans  la  pioportion  de  3 ^ à i. 

La  profondeur  des  deux  Ports  eft  à-peu-près  la  même  ; ils  ©nt  chacun  une  digue  §c  trois  murs 
de  revêtement. 

On  y trouve  encore  la  proportion  de  3 ^ à un. 

Le  Port  du  Becquet  peut  fournir  à l’embarquation  de  34,000  toifes  cubes  de  pierres. 

Le  Port  du  Cap  Levi  à celle  de  10  à 12,  mille. 

C’eft  encore  dans  la  même  proportion. 

Or  , en  la  fuivant , pour  fixer  ce  qu’auroit  du  coûter  la  conftruiftion  du  Port  du  Becquet,  il  n’y 
a qu’à  multiplier  par  3 i la  fomme  de  (>1,571  liv.  que  le  Cap  Levi  a coûté  aux  Entrepreneurs,  & 
l’on  verra  que  celui  du  Becquet  auroic  pu  être  exécuté  pour  la  fomme  de.  ...  . 119,001  n 

au  lieu  de  celle  de.  . ■ 795,113  </ 

Dépense  en  pure  perte  . 574,111  u 

Mais  fi  on  confidère  que  le  Port  du  Cap  Levi  eft  prefqtie  conftruk  en  gros  blocs 
de  pierre  de  taille  brutte  qui  auront  toujours  la  même  valeur  qu’au  moment  de 
leur  emploi , tandis  que  celui  du  Becquet  n’a  été  conftruic  qu  en  mauvais  moellons 
pofés  de  champ  , on  verra  que  la  valeur  des  matériaux  du  premier , qu  on  peut 
efiimer  au  moins  à 15,000  liv.  , fera  décroître  la  dépenfe  première  d autant  ,&  en 
fuivant  la  même  proportion  , augmentera  celle  du  fécond  de  la  fomme  de.  . . • 45,000  n 

Alors  la  dépenfe  en  pure  perte  de  cet  objet , fera  évidemment  de.  .......  4ii,iti  t> 

SECOND  PARTI. 


Depenfes  du  fécond  Parti. 


Epargnes  qu’on  auroit  pu  frire  en  fuprimant  les  individus  inutiles  z i’  Admi- 

niftration 

Si  on  n’ avoir  pas  fait  venir  des  Troupes , dont  on  pouvoir  le  paner  , on  auroit 
économifé  j 

Une  Buanderie  faite  au  Becquet 

I.es  Cafernes  du  même  lieu . * 

Les  Baraques  en  Bois 

La  Location  des  Cafernes  particulières 

Poudre  de  Mine  inrlifcrettement  accordée  aux  Troupes  à 
titre  de  gratification , & dont  il  a fallu  tenir  compte  aux 

Entrepreneurs.  

La  route  de  Querqueville  8c  Glacis.  ............ 

Les  ouvrages  inutiles  & mal  exécutés  montent  a 

Total  oiCTiRAi.  des  dépenfes  <5a’on  ............ 

On  a précédemment  dit  qué  l Admmiftration  doit  répondre  de  celle  de.  • • . — 

Total... 

Dont  il  convient  de  retrancher  les. deux  millions  que  j’ai  fait  voir  qu’on  pouvoir 
au  moins  épargnée  fur  les  honoraires  & autres  faux  frais  de  cette  Admuiiftraaon  , 
parce  que  je  iie  les  ai  porté  ici  que  pour  Mémoire,  8c  par  anticipation  fur  les 

depenfes  quelle  doit  produire.  .............  j •••••’  

T©tal  DÉEiNixir  dont  l’Adminiftiation  doit  juftifîer  ou  répondre.  ..... 


80,771 
1 1,000 
10,348 


50.000 

30.000 


2,000,000  n 


118,874  U 


4, 911, *.78 


5,358,448  // 


11,508,400 


1,000,000  n 


10,508,400 


